﻿ Instrumente Structurale 2007-2013 comunicat de presă 01 06 2016 Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor Stadiul fizic al lucrărilor Consiliul Judetean Bihor a încheiat Contractul de Finanţare nr 1 424 din 26 03 2014 cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Direcţia Generală AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial "Mediu", prin care se derulează proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor” Contractul de finaţare în valoare de 199 895 470 lei, prevede ca şi obiective generale, colectarea deşeurilor menajere de la întreaga populaţie a judeţului, realizarea şi dotarea a 4 staţii de transfer noi respectiv, achiziţionarea de containere şi mijloc de transport, realizarea unei platforme de stocare temporară, construirea a 3 noi staţii de sortare pentru separarea deşeurilor reciclabile colectate separat pe cele trei fracţiuni (hârtie/ carton, sticlă şi plastic/ metal), o staţie de tratare mecano-biologică (MBT), pentru tratarea deşeurilor reziduale, inclusiv deşeuri colectate din pieţe şi închiderea a 8 depozite de deşeuri neconforme urbane (Oradea, Beiuş , Marghita, Salonta, Aleşd, Săcueni, Ştei şi Valea lui Mihai) Stadiul fizic al lucrărilor la Staţia de tratare mecano-biologică (MBT) pentru tratarea deşeurilor reziduale, inclusiv deşeuri colectate din pieţe, este de 91,04% Lucrările la construirea staţiilor de transfer/ sortare la data de 31 05 2016, sunt la un stadiul fizic de 79,00 % La cele 8 depozite de deşeuri din Oradea, Beiuş, Marghita, Salonta, Aleşd, Săcuieni, Ştei şi Valea lui Mihai, a fost finalizată relocarea şi nivelarea deşeurilor pe amplasamentele aprobate pentru închidere, precum şi achiziţionarea materialelor de impermeabilizare/ separare straturi Astfel stadiul fizic al lucrărilor de închidere este de aproximativ 38 00% Se află în derulare contractul de Supervizare a lucrărilor de construcţii, în valoare de 1 525 230 lei, iar contractul privind Asistenţa tehnică urmează să fie semnat după reanalizarea ofertelor conform Deciziei CNSC Contractul de furnizare echipamente, în valoare de 7 686 063 lei este semnat şi urmează să se iilor de transfer şi sortare livreze echipamentele contractate la finalizarea construirii staţ În ceea ce priveşte termenul de finalizare a implementării proiectului trebuie precizat că Actul Adiţional al Contractului de Finanţare din POS MEDIU expiră la data de 30 06 2016 (faza 1), urmând să fie semnat un nou contract de finantare (faza 2) din P O I M Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu Date de contact: Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) Horia CARŢIŞ – Manager de proiect/ Şef UIP, tel: 0259432801, int 198, E-mail: mediu@cjbihor ro 